L. S. 845/95. aleg 159 ` 


Sprawozdanie 


komisyi gospodarstwa krajowego o petycyi spółki wodnej dla 
osuszenia bagien Rudnickich o zasiłek, na wykończenie kanałów 
osuszających. 


Wysoki Sejmie! 


Osuszenie bagien Rudnickich obejmujące obszar 6.382 morgów wykonane zostało na pod- 
stawie osobnej ustawy krajowej (z d. 1. lipca 1886. Dz. u, kraj. Nr. 64.) przy pomocy kraju 
i państwowego funduszu melioracyjnego w wysokości po 30°% kosztów obliczonych pierwotnie 
na 105.200 zł. w. a. 

Przy kolaudacyi robót przeprowadzonej w listopadzie 1894 r., okazała się jednak potrzeba 
przedłużenia zaprojektowanych kanałów osuszających, gdyż w razie przeciwnym dwie gminy 
Kończyce i Tarnogóra, które zostały włączone do okręgu koukurencyjnego i opłacają datki, nie 
odniosłyby z robót wykonanych żadnych korzyści. 

Koszta przedłużenia i wykończenia kanałów osuszających wynoszą ; 


1) kanału Kończyckiego . : : : T ; : : 7.600 zł. 
2)  , Głęboka . : : ; : à : : : 5,250 , 
8  , Groble . 5 A ; . i : g - 1.485 , 
4)  ,  "Tarnogora : 5 i A : - a à 4996 , 

razem o 3 19.271 zł. 


Ze względu na nbóstwo włościan konkurujących do tej melioracyi uprasza Wydział spółki 
o udzielenie na powyższe roboty zasiłku krajowego w wysokości '/; ezęści kosztów, oraz wy- 
jednanie u Ministerstwa rolnietwa dalszej na ten cel subwencyi z państwowej dotacyi meliora- 
cyjnej w tej samej wysokości. 

Z uwagi, że spółka wodna dotychczasowe roboty odpowiednio celowi wykonała i na dalsze 
poparcie kraju i państwa zasługuje, komisya gospodarstwa krajowego wnosi: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 


1) Sejm upoważnia Wydział krajowy do pokrycia z funduszu krajowego '/, części kosztów 
uzupełnienia kanałów osuszających spółki wodnej Rudnickiej, pod warunkiem jeżeli e. k. Rząd 
przyczyni się do tych kosztów dalszym zasiłkiem z państwowej dotaeyi melioracyjnej w tej 
samej wysokości. 

2) Na cel powyższy otwiera Sejm Wydziałowi krajowemu na rok 1895. kredyt w wysoko- 
ści 6.424 zł. w. a. 


Lwów dnia 29. stycznia 1895. 


Przewodniczący: 
Polanowski w. r. 


Sprawozdawca : 


Gorayski w. r. 
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